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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


31 Οκτωβρίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 3821 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 117384 

Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, με¬ 
λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συνα¬ 
φών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των 
επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνι¬ 
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμ¬ 
βάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις, ως ισχύουν: 

1.1 Του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147/08-08-2016) «Δη¬ 
μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

1.2 Του ν. 2472/1997 (Φ.Ε.Κ. Α'50/10-04-1997) «Προ¬ 
στασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα». 

1.3 Του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α'45/09-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

1.4Του ν. 3471/2006 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/2006) «Προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

1.5 Του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 112/13-07-2010) «Ενί¬ 
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

1.6 Του ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ 73/30-09-2010) «Δικα¬ 
στική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 
(I 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 
25ης Φεβρουάριου 1992 (I 76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (1335)». 

1.7 Του ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 138/16-06-2011) «Για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.». 

1.8 Του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 204/15-09-2011) «Σύ¬ 
σταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 


Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

1.9 Του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 74/26-03-2014) «Διοι¬ 
κητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νο¬ 
μικών Προσώπων καιΥπηρεσιώντουΔημοσίουΤομέα- 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και 
λοιπές ρυθμίσεις». 

1.10 Του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224/02-12-2016) «Ενι¬ 
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 
τηνΤοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ¬ 
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.». 

1.11 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 910/2014 σχετικά με 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστο¬ 
σύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ. 

1.12 Του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98/22-04-2005) «Κω¬ 
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα». 

1.13 Του π.δ. 25/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 44/25-02-2014) «Ηλε¬ 
κτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων». 

1.14Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α' 185/03-09-2014) «Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 

1.15 Του π.δ. 69/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 113/21-09-2015) «Δι- 
ορισμόςτου ΑλέξιουΤσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του 
Κόμματος «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστερός» 
(ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), ως Πρωθυπουργού». 

1.16Του π.δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34/23-03-2015) «Κωδι¬ 
κοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

1.17 Του π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 208/04-11-2016) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοι¬ 
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη¬ 
σης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης καιΤουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

1.18 Του π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
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1.19 Του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α' 64/04-05-2017) «Κανο¬ 
νισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών». 

1.20 Του π.δ. 123/2017 (Φ.Ε.Κ. Α' 151/2017) «Οργανι¬ 
σμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». 

1.21 Της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012 (Φ.Ε.Κ 
ΒΊ 301/12-04-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπη¬ 
ρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

1.22 Της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 (Φ.Ε.Κ Β' 
1317/23-04-2012) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημό¬ 
σιο Έγγραφο». 

1.23 Της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ Β' 
1876/13-06-2012) «Καθορισμός διαδικασιών υποβολής 
αιτήσεων έκδοσης ανάκλησης ανανέωσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών καθώς και ανάκτησης του ψηφιακού πι¬ 
στοποιητικού κρυπτογράφησης μέσω των ΚΕΠ (Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών) ως Εντεταλμένων Γραφείων». 

1.24Της υπ'αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ Β'401/ 
22-02-2013) «Ρυθμίσεις για: α) τη διαδικασία και τον τρό¬ 
πο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφα¬ 
λούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρό¬ 
τυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων 
σε φυσικά πρόσωπα ή ν.π.ι.δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την 
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του 
δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ν.π.ι.δ.». 

1.25 Της υπ' αριθμ. 25288/06.03.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
105/06-03-2015) κοινή υπουργική απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός μετακλητού Γενι¬ 
κού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού». 

1.26 Της υπ' αριθμ. 56902/215/19-5-2017 (Φ.Ε.Κ. Β' 
1924/02-06-2017) υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λε¬ 
πτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)». 

1.27 Της υπ'αριθμ. 57654/22-05-2017 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότε¬ 
ρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

1.28 Του άρθρου 36 παρ. 3 και του άρθρου 258 παρ. 8 
του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 147/08-08-2016) μετά οποία 
χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας. 

1.29 Της υπ'αριθμ. 83010/4098 (ΦΕΚ Β'2710/02-08-2017) 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και 
Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημά¬ 
των που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέ¬ 
ον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 
27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδι¬ 
κασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.ΗΔΗ.Σ.)». 

2. Το υπ'αριθμ. 113252/18-10-2017 έγγραφο της Διεύ¬ 
θυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης Εθνικού Συστή¬ 
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

3. Την υπ' αριθμ. 41/2017 σύμφωνη γνώμη της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 


4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο¬ 
γισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Ορισμός, λειτουργίες, πεδίο εφαρμογής 

1. Στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα¬ 
ταναλωτή (εφεξής «ΓΓΕΠΚ») του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης λειτουργεί κεντρικά το Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), εφε¬ 
ξής το «Σύστημα», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
υπ' αριθμ. 56902/215/19-5-2017 υπουργική απόφαση 
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β'), το οποίο αποτελεί ένα 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα κατά τις δια¬ 
τάξεις των άρθρων 2 παρ. 1,36, 37, 38, 258, 259 και 260 
του ν. 4412/2016. 

Το Σύστημα συμμορφώνεται με τους υποχρεωτικούς 
κανόνες και πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λει¬ 
τουργίας πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυα¬ 
κών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Παραρ¬ 
τήματος I της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1 /989 (ΦΕΚ 1301 Β'/12-4-2012) 
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης» και το π.δ. 25/2014 (Α 44) «Ηλεκτρονικό 
Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων». 

2. Το Σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά¬ 
πτυξης επεκτείνεται προκειμένου να περιλαμβάνει δι¬ 
αδικασίες ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι¬ 
στημονικών υπηρεσιών. Η εν λόγω επέκταση αναλύεται 
σε ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών και περιλαμβάνει 
κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα όσον αφορά στις ηλεκτρο¬ 
νικές δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής 
τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονι¬ 
κών υπηρεσιών: 

α. Σχεδίασμά διαγωνιστικών διαδικασιών. 

β. Υποβολή Προσφορών ή/και Αιτήσεων Συμμετοχής. 

γ. Χρήση Προτύπων ή/και Υποδειγμάτων. 

δ. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών. 

ε. Κατακύρωση του Διαγωνισμού. 

στ. Επιτελικές Αναφορές. 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες διακριτές λειτουργίες της 
επέκτασης του Συστήματος αποτελούν το υποσύστημα 
«Δημόσια Έργα» αυτού στο εξής «το υποσύστημα». 

3. Το πεδίο εφαρμογήςτης παρούσας αφορά το σύνο¬ 
λο των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ανεξαρτήτως 
κριτηρίου ανάθεσης που αφορούν σε έργα, μελέτες και 
παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών του ν. 4412/2016, με εκτιμώμενη αξία ανώ¬ 
τερη των εξήντα (60.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 

Άρθρο 2 

Διαχείριση και δομή 

1. Στη Διαδικτυακή Πύλη του Συστήματος και στη δι- 
αδικτυακή διεύθυνση, νννννν.ρΓοιπίΐΓίθυε.ςον^Γ, υπάρχει 
διακριτή περιοχή όσον αφορά στην πληροφόρηση και 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και σε υποσυστήματα του Συ¬ 
στήματος για τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρονικές 
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δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τε¬ 
χνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
φορείς, ήτοι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, 
Οικονομικοί Φορείς, καθώς και το ενδιαφερόμενο κοινό. 

2. Διαχειριστής του υποσυστήματος που περιγράφε- 
ται με την παρούσα και αφορά ηλεκτρονικές δημόσιες 
συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοι¬ 
πών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, είναι η Γενική 
Γραμματεία Υποδομών (ΓΓΥ) του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών. 

3. Μέχρις ότου γίνει εφικτή η μετεγκατάσταση του 
υποσυστήματος σε υποδομές ελεγχόμενες από τη Γενι¬ 
κή Γραμματεία Υποδομών καθώς και η μεταβίβαση της 
πλήρους διαχειριστικής ικανότητας του υποσυστήματος 
στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, προσωρινός διαχειρι¬ 
στής του υποσυστήματος σε αυτά ορίζεται η Διεύθυνση 
Ανάπτυξης καιΤεχνικής Στήριξης ΕΣΗΔΗΣτης ΓΓΕΠΚτου 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τα ειδικότερα 
θέματα της προσωρινής διαχείρισης ορίζονται σε σχετι¬ 
κή τεχνική συμφωνία του Υπουργού Οικονομίας και Ανά¬ 
πτυξης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

4. Με κοινή διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικο¬ 
νομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της μετεγκα¬ 
τάστασης και της έναρξης της διαχείρισης του υποσυ¬ 
στήματος από τη Γενική Γραμματεία Υποδομών. 

Άρθρο 3 

Αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ 

1.0 Διαχειριστής του υποσυστήματος, μεριμνά για την 
αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του υποσυστή¬ 
ματος, την αναβάθμιση και τη συντήρησή του, εποπτεύει 
την καλή χρήση αυτού και προβαίνει σε όλες τις απα¬ 
ραίτητες ενέργειες για την ασφάλειά του, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην υπ'αριθμ. 56902/215/19-5-2017 
υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδι¬ 
κασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο¬ 
νικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΦΕΚ 1924 Β'). 

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής του υποσυστήματος μερι¬ 
μνά για την αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του υποσυ¬ 
στήματος που εξασφαλίζεται από: 

α) Τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του υποσυστήμα¬ 
τος, η οποία βασίζεται σε αρχές και τεχνικές που διασφα¬ 
λίζουν την υψηλή διαθεσιμότητα του (Γ 119 Γ 1 θνθΜθόίΝΐγ) 
μέσω του πλεονασμού υλικού και λογισμικού (ΓΐθίτΙννΒΐ'θ 
3ηά 5οίΐνν3Γθ ΓθάυπάΒπςγ). 

β) Τη λήψη μέτρων και την εκτέλεση ενεργειών για 
την πρόληψη τεχνικών δυσχερειών στο πλαίσιο της εν- 
δεικνυόμενης, από τον κατασκευαστή, συντήρησης του 
υποσυστήματος. 

γ) Την παρακολούθηση (ιτιοηίΐοπης)) του υποσυστήμα¬ 
τος και την εφαρμογή ενδεχόμενων αναγκαίων προληπτι¬ 
κών ή/και διορθωτικών ενεργειών όταν αυτό απαιτείται. 

δ) Τη λειτουργία γραφείου υποστήριξης (ήθΙράθ 5 ΐ<) για 
την τεχνική στήριξη των χρηστών του υποσυστήματος. 

2. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
υποσυστήματος, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέ- 
ρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας λαμ¬ 
βάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα, κυρίως για την 


τήρηση προθεσμιών που παράγουν έννομες συνέπειες, 
όπως ιδίως για την υποβολή ενστάσεων, προδικαστικών 
προσφυγών - με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 8 
του π.δ. 39/2017- ερωτημάτων, διευκρινήσεων, δικαιο- 
λογητικών κατακύρωσης, αποσφραγίσεις προσφορών/ 
αιτήσεων συμμετοχής και, κυρίως, για την τήρηση του 
ελάχιστου διαστήματος για την υποβολή των προσφο- 
ρών/αιτήσεων συμμετοχής, ιδίως με τη μετάθεση της κα¬ 
ταληκτικής ημερομηνίας και τη σχετική δημοσίευσή της. 
Η ανωτέρω αδυναμία πιστοποιείται από τον Διαχειριστή 
του υποσυστήματος και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέ¬ 
ας ρυθμίζει τα της συνέχειας της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, μεταθέτοντας, εφόσον απαιτείται, την κατα¬ 
ληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών/αιτήσεων 
συμμετοχής τουλάχιστον κατά τρεις (3) εργάσιμες ημέ¬ 
ρες προσμετρούμενες απάτην επομένη εργάσιμη ημέρα 
της αποκατάστασης της τεχνικής αδυναμίας και, σε κάθε 
περίπτωση, αναλόγως του χρονικού διαστήματος της 
τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος. 

3. Σε περιπτώσεις προσωρινής τεχνικής δυσλειτουργί¬ 
ας του υποσυστήματος, ο Διαχειριστής του υποσυστήμα¬ 
τος λαμβάνει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα κυρίως 
για την τήρηση του ελάχιστου διαστήματος για την υπο¬ 
βολή των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
ιδίως η παράταση κατά εύλογο χρονικό διάστημα της 
καταληκτικής ώρας υποβολής προσφορών και των αιτή¬ 
σεων συμμετοχής, εντός της ίδιας καταληκτικής ημερο¬ 
μηνίας υποβολής προσφορών και των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής. Η ανωτέρω τεχνική δυσλειτουργία πιστοποιείται, 
βάσει σχετικών στοιχείων καταγραφής της λειτουργίας 
του Συστήματος (Ι 09 ίίΙθ 5 ), από τον Διαχειριστή του 
υποσυστήματος. Σε περιπτώσεις όπου δεν καθίσταται 
δυνατή η αποκατάσταση της τεχνικής δυσλειτουργίας 
του υποσυστήματος με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή 
η υποβολή προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 
παρά την παράταση κατά εύλογο χρονικό διάστημα της 
καταληκτικής ώρας υποβολής τους, ο Διαχειριστής του 
υποσυστήματος πιστοποιεί το γεγονός και στη συνέχεια, 
με αιτιολογημένη απόφασή της, η Αναθέτουσα Αρχή/ο 
Αναθέτων Φορέας ρυθμίζει τα της συνέχειας του δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 

Άρθρο 4 

Δικαιώματα χρήσης και τρόπος πρόσβασης 

1. Στο παρόν άρθρο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες που 
αφορούν στα δικαιώματα χρήσης και τον τρόπο πρόσβα¬ 
σης των χρηστών στο υποσύστημα. 

2. Το υποσύστημα δια του Συστήματος υποστηρίζει 
διαβαθμισμένη πρόσβαση με την απόδοση διαφορετι¬ 
κών δικαιωμάτων χρήσης στις αντίστοιχες κατηγορίες 
χρηστών από τον Διαχειριστή του υποσυστήματος, σύμ¬ 
φωνα με τα αναφερόμενα στην υπ'αριθμ. 56902/215/ 
19-5-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρει¬ 
ες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα¬ 
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
(ΦΕΚ 1924 Β') και τα ειδικώς αναφερόμενα κατωτέρω: 

2.1 Απλοί χρήστες του υποσυστήματος: Η ομάδα αυτή 
περιλαμβάνει ιδιώτες, επιχειρήσεις, οικονομικούς και 
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άλλους φορείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για το 
υποσύστημα και να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια στε¬ 
λέχη του Διαχειριστή του υποσυστήματος. Η πρόσβασή 
τους στο υποσύστημα πραγματοποιείται μέσω της Δια- 
δικτυακής Πύλης του Συστήματος και δεν απαιτεί ειδικές 
διαδικασίες εγγραφής, ταυτοποίησης και αναγνώρισής 
τους. Οι ανωτέρω χρήστες έχουν πρόσβαση αποκλειστι¬ 
κά και μόνο στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο ο οποίος 
ορίζεται ως εξής: 

Ελεύθερα προσβάσιμος χώρος: ορίζεται ο χώρος ο 
οποίος περιλαμβάνει τις σελίδες της Διαδικτυακής Πύλης 
του Συστήματος στις οποίες η πρόσβαση επιτρέπεται 
ελεύθερα στο ενδιαφερόμενο κοινό. Στο χώρο αυτόν δη¬ 
μοσιεύονται γενικές πληροφορίες σχετικά με δημόσιες 
συμβάσεις. Στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο περιλαμ¬ 
βάνονται ιδίως τα εξής στοιχεία: 

α. Το σχετικό με τις δημόσιες συμβάσεις νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο. 

β. Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις διακηρύξεων και 
τεχνικών προδιαγραφών. 

γ. Διακηρύξεις, διευκρινίσεις επί των όρων αυτών και 
ανακοινώσεις σχετικές με τους διενεργούμενους ηλε¬ 
κτρονικούς διαγωνισμούς. 

δ. Κάθε πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη για την 
απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του Συστήματος. 

ε. Αρχείο ειδών - κωδικολόγιο 6Ρν. 

στ. Όροι χρήσης. 

ζ. Συχνές ερωτήσεις. 

η. Ενημερωτικά Δελτία - Απολογιστικά και Στατιστικά 
στοιχεία δημοσίων συμβάσεων. 

θ. Δημοσιεύσιμα στοιχεία δημοσίων συμβάσεων των 
Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων που σχε¬ 
τίζονται με: 

-Τις ηλεκτρονικές διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων, αιτήματα, διακηρύξεις, συμβά¬ 
σεις και εντολές πληρωμών για την προμήθεια αγαθών, 
υπηρεσιών και δημοσίων έργων, τα οποία αναρτώνται 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. 

-Τον προγραμματισμό των δημοσίων συμβάσεων. 

2.2 Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΥ: Η ομάδα αυτή 
περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΥ που πραγματοποιούν λει¬ 
τουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυ¬ 
στήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα 
με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους 
έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, 
καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.3 Πιστοποιημένοι χρήστες της ΓΓΕΠΚ: Η ομάδα αυτή 
περιλαμβάνει στελέχη της ΓΓΕΠΚ που πραγματοποιούν 
λειτουργίες σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υπο¬ 
συστήματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανά¬ 
λογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και 
τους έχουν αποδοθεί από τον Διαχειριστή του υποσυστή¬ 
ματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.4 Πιστοποιημένοι χρήστες των Κεντρικών Αρχών 
Αγορών και Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών: Η ομά¬ 
δα αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Κεντρικών Αρχών 
Αγορών και των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών 
που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσιες 


συμβάσεις μέσω του Συστήματος, στο πλαίσιο των αρ¬ 
μοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβα¬ 
σης που έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από τον 
Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό 
Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.5 Πιστοποιημένοι χρήστες ελεγκτικών και εποπτικών 
αρχών: Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη ελεγκτικών 
και εποπτικών Αρχών που πραγματοποιούν λειτουργίες 
σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστή¬ 
ματος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα 
με τα δικαιώματα πρόσβασης που οι ελεγκτικοί Μηχα¬ 
νισμοί έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το 
Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό 
Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.6 Πιστοποιημένοι χρήστες Αναθετουσών Αρχών/ 
Αναθετόντων Φορέων πλην των ανωτέρω: η ομάδα 
αυτή περιλαμβάνει στελέχη των Αναθετουσών Αρχών/ 
Αναθετόντων Φορέων που πραγματοποιούν λειτουργίες 
σχετικά με δημόσιες συμβάσεις μέσω του υποσυστήμα¬ 
τος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με 
τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν αιτηθεί και τους 
έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή του υποσυστήματος, 
καθώς και τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.7 Πιστοποιημένοι χρήστες γνωμοδοτικών οργάνων: 
Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει στελέχη γνωμοδοτικών 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής/του Αναθέτοντα 
Φορέα όπως αυτά περιγράφονται στο ν. 4412/2016 
που πραγματοποιούν λειτουργίες σχετικά με δημόσι¬ 
ες συμβάσεις μέσω του υποσυστήματος, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με τα δικαιώματα 
πρόσβασης που οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες 
Φορείς έχουν αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το 
Διαχειριστή του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό 
Κανονισμό Ασφαλείας του. 

2.8. Πιστοποιημένοι Οικονομικοί Φορείς και πιστο¬ 
ποιημένοι χρήστες αυτών: η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 
στελέχη των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν 
λειτουργίες δημοσίων συμβάσεων μέσω του υποσυστή¬ 
ματος, ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης που έχουν 
αιτηθεί και τους έχουν αποδοθεί από το Διαχειριστή 
του υποσυστήματος, καθώς και τον σχετικό Κανονισμό 
Ασφαλείας του. 

Οι χρήστες αυτοί έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση 
σε στοιχεία και λειτουργίες του υποσυστήματος που 
τους αφορούν σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης και 
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στις οποίες και 
συμμετέχουν ανάλογα με το στάδιο της διαδικασίας. 
Κάθε Οικονομικός Φορέας έχει μέσω των χρηστών του 
πρόσβαση μόνο στα δικά του στοιχεία και στα στοιχεία 
των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει. 

2.9 Χρήστες του Διαχειριστή του υποσυστήματος: 
στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται στελέχη του Δια¬ 
χειριστή του υποσυστήματος που έχουν αυξημένα δι¬ 
καιώματα πρόσβασης και διαχείρισης στους σχετικούς 
πόρους και υποδομές του συνόλου του υποσυστήμα¬ 
τος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ανάλογα με 
τα δικαιώματα πρόσβασής τους καθώς και τον σχετικό 
Κανονισμό Ασφαλείας. 
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Άρθρο 5 

Διαδικασία εγγραφής 

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ'αριθμ. 56902/215/ 
19-5-2017 υπουργική απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρει¬ 
ες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήμα¬ 
τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 
(ΦΕΚ 1924 Β') και τα ειδικώς αναφερόμενα κατωτέρω: 

1. Η χορήγηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ειδικότερα 
των περιπτώσεων 2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 και 2.8 του άρ¬ 
θρου 4, πραγματοποιείται μέσω εγγραφής στο Σύστημα 
με την κατωτέρω διαδικασία: 

1.1 Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, Ελεγκτι¬ 
κοί Μηχανισμοί κ.λπ. αιτούνται την εγγραφή των στελεχών 
τους (Χειριστής, Μέλη Επιτροπής Διαγωνισμού, Ελεγκτές 
κ.λπ.) παρέχονταςτις απαραίτητες πληροφορίες και απο¬ 
δεχόμενοι τους όρους χρήσης του Συστήματος. 

Ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος ταυτο- 
ποιεί τους χρήστες μέσω του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια 
και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του υποσυστή¬ 
ματος. Ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος, 
σε περίπτωση που οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες 
Φορείς δεν υποχρεούνται να διαθέτουν κωδικούς πρό¬ 
σβασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ταυτοποιεί τους 
χρήστες βάσει παρεχόμενων στοιχείων ταυτοποίησης 
(π.χ. Μέλη Επιτροπών Διαγωνισμού που δεν ανήκουν 
σε Αναθέτουσα Αρχή). 

1.2 Οι Οικονομικοί Φορείς αιτούνται την εγγραφή 
τους και την εγγραφή των στελεχών τους παρέχοντας 
τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους 
όρους χρήσης του υποσυστήματος ταυτοποιούμενοι 
ως ακολούθως: 

1.2.1 Όσοι από τους ανωτέρω Οικονομικούς Φορείς 
διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημαΤΑΧΙ5Νθΐ της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει 
η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστή¬ 
ματος, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια 
και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

1.2.2 Οι Οικονομικοί Φορείς των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αι- 
τούνται την εγγραφή τους. 

α) Είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυ¬ 
τότητας ΦΠΑ (\/ΑΤ Ιάθπΐίίίς3ΐίοπ ΝυιπόθΓ), ταυτοποιού- 
μενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από 
το αντίστοιχο σύστημα, 

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα 
5θευΓθίάθηΤί1:γ9εΓθ55ΐ3θΡάθΓ5ΐίηΚθά (5ΤΟΒΚ). Εφόσον 
γίνει η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος Διαχειριστής του υπο¬ 
συστήματος, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπι¬ 
στευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 
υποσυστήματος. 

1.2.3 Οι Οικονομικοί Φορείς που δεν εντάσσονται στα 
προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του 
υποσυστήματος αποστέλλοντας: 

- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με 
επίσημη μετάφραση στην ελληνική - είτε ένορκη βεβαί¬ 


ωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
ΡοΓΐθόΙθ ϋοευιτίθηΐ Εοιγπβϊ (ΡϋΡ) με επίσημη μετάφρα¬ 
ση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμ¬ 
φωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του Οικονομικού Φορέα, στα οποία να 
δηλώνεται/αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελμα¬ 
τικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο 
ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

1.3 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους 
υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστή¬ 
ματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

1.4 Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, ο 
αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος, αποδίδει 
σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 
πρόσβασης και χρήσης του υποσυστήματος και ενημερώ¬ 
νει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

Άρθρο 6 

Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας 
Στο Σύστημα και στο υποσύστημα τα θέματα ασφαλείας 
και προστασίας των προσωπικών δεδομένων αντιμετω¬ 
πίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 
και 13 του Παραρτήματος I της ΥΑΠ/Φ. 40.4/1/989/2012 
(ΦΕΚ Β'/1301 /12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Άρθρο 7 

Διαλειτουργικότητα 

Το υποσύστημα ακολουθεί κανόνες και πρότυπα για 
τη διαλειτουργικότητα με τρίτα πληροφοριακά συστή¬ 
ματα φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 και το 
άρθρο 258 παρ. 9 του ν. 4412/2016, ειδικά δε για τα πλη¬ 
ροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου τομέα, 
μέσω του Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ, σύμ¬ 
φωνα με το Παράρτημα II της ΥΑΠ/Φ .40.4/1 /989/2012 
(ΦΕΚ Β'/1301/12-4-2012) «Κύρωση Πλαισίου Παροχής 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Έως την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας, 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείμενες 
διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, για 
τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την 
κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιημέ¬ 
νους χρήστες των οικονομικών φορέων σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 60/86/1435/2012 
(Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012) και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν 
παρέχεται για συγκεκριμένο δικαιολογητικά ή πιστοποι¬ 
ητικό, υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους χρήστες 
των οικονομικών φορέων, σύμφωνα μετά οριζόμενα στο 
άρθρο 14 παρ. 1.2 της παρούσας. 

Άρθρο 8 

Επικοινωνία και διακίνηση εγγράφων 
1. Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακί¬ 
νησης εγγράφων πραγματοποιείται μέσω του υποσυ¬ 
στήματος κατά περίπτωση, με: 

α.Την αποστολή ή κοινοποίηση σχετικών στοιχείων με 
μηνύματα δια της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της 
εκάστοτε ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
ή της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής 
δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής. 
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β.Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέτου- 
σες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» της εκάστοτε 
ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης. 

γ. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικο¬ 
νομικούς Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς», της εκάστοτε διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και σε χωριστό σχετικό ηλεκτρονικό 
χώρο για κάθε Οικονομικό Φορέα, ο οποίος περιλαμβά¬ 
νει κατά περίπτωση τους (υπό)φακέλους: 
ί. «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
ϋ. «Τεχνική Προσφορά». 

Μί. «Οικονομική Προσφορά». 

δ. Την ανάρτηση σχετικών στοιχείων από τις Αναθέ- 
τουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς στον ηλεκτρονικό 
χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Πρόσκλησης Υποβολής 
Δικαιολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής» της εκάστοτε 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών. 

ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων από τους Οικο¬ 
νομικούς Φορείς στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών/Αίτησης 
Συμμετοχής» της εκάστοτε ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής και σε 
χωριστό σχετικό ηλεκτρονικό χώρο για κάθε Οικονομικό 
Φορέα. 

2. Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υπο¬ 
βολής ή ανάρτησης που αποτυπώνονται στις αντίστοι¬ 
χες οθόνες της διεπαφής του χρήστη, και ειδικότερα ο 
καταγεγραμμένος χρόνος αυτών, αποτελούν απόδειξη 
επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων μέσω του υπο¬ 
συστήματος. Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επο¬ 
μένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση 
αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά 
το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη. 

3. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν μέσω του υπο¬ 
συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα 
με εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε 
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, 
ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης 
που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
παρούσας. 

4. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, τα 
Γνωμοδοτικά Όργανα και οι Εποπτικοί και Ελεγκτικοί 
Μηχανισμοί υποβάλλουν και αναρτούν μέσω του υπο¬ 
συστήματος τα κατά περίπτωση έγγραφα με εγκεκρι¬ 
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014, τα άρθρα 
3 και 5 της αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 40.4/3/1031 Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο (ΦΕΚ Β 1317/2012) και 
τις διατάξεις της παρούσας. 


Άρθρο 9 
Χρονοσήμανση 

Οι υπηρεσίες χρονοσήμανσης παρέχονται, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2012 του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
(Β' 401) από τρίτους εθνικούς ή αλλοδαπούς Φορείς 
υποχρεωτικά πιστοποιημένους από τις αντίστοιχες 
αρμόδιες Αρχές για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών 
και διασυνδεδεμένους με τον εθνικό χρόνο. Η παρο¬ 
χή των υπηρεσιών χρονοσήμανσης αποδεικνύεται με 
σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση λήψης των προανα- 
φερόμενων φορέων προς τον χρήστη των υπηρεσιών 
αυτών, η οποία διαβιβάζεται στον χρήστη μέσω του 
Συστήματος και η οποία επέχει θέση εγγράφου βέβαιης 
χρονολογίας. Δεν επιτρέπεται στην Αναθέτουσα Αρχή/ 
Αναθέτοντα Φορέα ή στον Διαχειριστή του Συστήματος 
ή του υποσυστήματος η παρέμβαση στη διαδικασία 
χρονοσήμανσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Άρθρο 10 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικών διαγωνισμών και προ¬ 
σκλήσεων υποβολής δικαιολογητικών/αιτήσεων 
συμμετοχής 

Το υποσύστημα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τις διαδι¬ 
κασίες σχεδιασμού των διαγωνισμών δημοσίων συμβά¬ 
σεων όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 
τηςπαρούσης. 

Μέσω του υποσυστήματος ιδίως: 

1. Πιστοποιημένοι χρήστες του Φορέα της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης: 

α. Δύνανται να προβαίνουν σε προκαταρτικές δια- 
βουλεύσεις με την αγορά μετά από αίτησή τους προς 
πιστοποιημένους χρήστες του Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος. 

β. Προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών του υποσυ¬ 
στήματος την ηλεκτρονική φόρμα της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή της πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής, κατα¬ 
χωρίζοντας πληροφορίες των εγγράφων της σύμβασης, 
πρόσθετα στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με το αντι¬ 
κείμενο καθώς και την ηλεκτρονική διεξαγωγή του/της. 

γ. Δύνανται να προβαίνουν στην χρήση προτύπων ή 
υποδειγμάτων που έχουν καταχωρηθεί από το Διαχειρι¬ 
στή του υποσυστήματος. 

δ. Δύναται να προετοιμάζουν μέσω των λειτουργιών 
του Συστήματος το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβα¬ 
σης (ΕΕΕΣ) ή/και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του διαγωνισμού και να ορίζουν τα σχε¬ 
τικά κριτήρια επιλογής και λόγους αποκλεισμού. Έως 
την ολοκλήρωση της ανάπτυξηςτης προαναφερόμενης 
λειτουργικότητας σύνταξης των ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ μέσω του 
Συστήματος, η προετοιμασία των εν λόγω εγγράφων δύ- 
ναται να γίνει, για μεν το ΕΕΕΣ μέσω της υπηρεσίας θΕ5Ρϋ 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για δε το ΤΕΥΔ βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου που εκδόθηκε από την Ενιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της. 
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2. Μετά την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης από 
την Αναθέτουσα αρχή/τον Αναθέτοντα Φορέα, αποστέλ- 
λονται μέσω του Συστήματος σε ηλεκτρονική μορφή τα 
κατάλληλα στοιχεία: 

α) Προς την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης (ΤΕΦ) εφόσον υφίσταται υποχρέωση, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 6 και του άρθρου 296 
παρ. 5 του ν. 4412/2016. Το Σύστημα, ως επίσημο εθνικό 
πληροφοριακό σύστημα θ5θπ0θγ, θα μπορεί να αποστέλ¬ 
λει ειδοποιήσεις στοΤθηάθΐ'5 ΕΙθεΐΐΌπίε ϋθίΐγ (ΤΕϋ), ήτοι 
την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος της Επί¬ 
σημης Εφημερίδας» της ΕΕ που αφορά στις ευρωπαϊκές 
δημόσιες συμβάσεις, για εκείνα τα τυποποιημένα έντυπα - 
όπως αυτά θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
2015/1986 και καλύπτονται από τις οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ - για τα οποία και έχει πιστο¬ 
ποιηθεί. Ο χρήστης, μέσω της ειδικής λειτουργικότητας 
του Συστήματος ως επίσημο εθνικό πληροφοριακό σύ¬ 
στημα θδθηάθΓ, δύναται να συντάσσει, να παρακολουθεί 
και να αποστέλλει σχετικές ειδοποιήσεις στοΤΕϋ. 

β) Προς το ΚΗΜΔΗΣ με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, 
και 5 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016. 
γ) Προς την Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ. 

3. Έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης των διαδι¬ 
κασιών ηλεκτρονικής αποστολής στο ΤΕϋ μέσω του 
Συστήματος, τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονται και 
καταχωρούνται κατά περίπτωση από τους χρήστες - 
Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς, στην Επίση¬ 
μη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΕϋ) και στο 
ΚΗΜΔΗΣ αντίστοιχα, σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στις 
κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 11 

Διευκρινίσεις εγγράφων της σύμβασης 
Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων επί των εγγράφων της σύμβασης μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυ¬ 
στήματος. Οι παρεχόμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές/ 
Αναθέτοντες Φορείς διευκρινίσεις δίνονται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος 
και της κατάλληλης ανάρτησης αυτών κατά περίπτω¬ 
ση στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού» ή «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Πρόσκλη¬ 
σης Υποβολής Δικαιολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής», 
προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος. 

Άρθρο 12 

Υποβολή Προσφορών/Αιτήσεων συμμετοχής 
1. Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών/Αιτήσε- 
ων Συμμετοχής. 

1.1. Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφο¬ 
ρά/αίτηση συμμετοχής, τα στοιχεία και δικαιολογητικά 
για την συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβα¬ 
σης και μέχρι τη σύναψη αυτής μέσω του υποσυστή¬ 
ματος με τρόπο και σε χρόνο που ορίζεται κατά περί¬ 
πτωση στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της 
παρούσης. 


1.2 Οι Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφορά 
ή την αίτηση συμμετοχής τους σε ηλεκτρονικό φάκε¬ 
λο μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Τα περιεχόμενα του ανωτέρω φακέλου ορίζονται, κατά 
περίπτωση, ως εξής: 

(α) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητι- 
κά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προ¬ 
σφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς του οικονομικού φορέα. 

(γ) Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται με χρήση του 
σχετικού πεδίου του υποσυστήματος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτή¬ 
ρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 και στο 
άρθρο 257 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή ο Οικονομικός Φορέας υποβάλει 
στον οικείο (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση, αναφέρο- 
ντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητι¬ 
κές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες πο¬ 
σότητες και την οικονομική προσφορά που χρησιμο¬ 
ποιούνται για την αξιολόγησή της. Στην περίπτωση της 
υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου 
συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό 
αρχείο με μορφή ΖΙΡ), και για όσα από αυτά επιθυμεί ο 
Οικονομικός Φορέας να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορ¬ 
φή ΡοΓΐθόΙθ ϋοευΓηθηΐ Εοητιβΐ (ΡϋΕ) ή ως χωριστό ηλε¬ 
κτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων που να περιλαμβάνει αυτά. 

Ο χρήστης - Οικονομικός Φορέας υποβάλλει, κατά πε¬ 
ρίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τους ανω¬ 
τέρω (υπο)φακέλους μέσω του υποσυστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 

1.2.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνο¬ 
νται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου ΡοΓΐπόΙθ Οοουιτίθηΐ: Ροπηθΐ (ΡϋΕ) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προ¬ 
ηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8. 

1.2.1.1 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαι- 
ολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον Οικο¬ 
νομικό Φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέα, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοι¬ 
χεία της ηλεκτρονικής προσφοράς/αίτησης συμμετοχής 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
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και δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά η εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής, και κατά περίπτωση, σύμφωνα με 
τα έγγραφα της σύμβασης, ενδεικτικά, τα πρωτότυπα 
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (ΑροεΐίΙΙθ). 

1.2.1.2 Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοι¬ 
χεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλε¬ 
κτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιη¬ 
τικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ και 
όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το 
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

1.2.2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμ¬ 
βάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
μορφή αρχείου ΡοιΓβΕιΙθ Οοςυιτίθηΐ: Εοπτιβϊ (ΡϋΡ) και 
εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προ¬ 
ηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 
τηςπαρούσης. 

1.2.3. Ο Οικονομικός Φορέας συντάσσει την οικονο¬ 
μική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επι¬ 
συνάπτοντας στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλε¬ 
κτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο) 
φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή 
αρχείου ΡοιΤθάΙθ □οευιτίθηΐ Ροητίθΐ (ΡϋΕ). 

Οι Οικονομικοί Φορείς δύναται μέσω των λειτουργιών 
του υποσυστήματος να προβούν κατά περίπτωση σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών στην περίπτωση 
εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν. 4412/2016. 

1.2.4. Στη συνέχεια, ο Οικονομικός Φορέας παράγει, 
κατά περίπτωση, από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά 
αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς 
του οικονομικού φορέα σε μορφή αρχείου ΡοιΤθβΙθ 
Οοςυιτίθηΐ Ροπτιθϊ (ΡϋΡ), τα οποία υπογράφονται με 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προ¬ 
ηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 
της παρούσης και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους 
(υπο)φακέλους της προσφοράς από τον Οικονομικό 
Φορέα. Κατά την συστημική υποβολή της προσφοράς 
το υποσύστημα πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους 
ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε 
σχέση με τα, κατά περίπτωση, παραχθέντα ηλεκτρονικά 
αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής,Τεχνική Προσφορά 
και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον οι έλεγχοι αυτοί 
αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται στο υπο¬ 
σύστημα. Διαφορετικά, η προσφορά δεν υποβάλλεται 
και το υποσύστημα ενημερώνει τον Οικονομικό Φορέα 
με σχετικό μήνυμα σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη 
του Οικονομικού Φορέα προκειμένου ο τελευταίος να 
προβεί στις σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 


1.2.4.1 Ρφόσον τα δικαιολογητικά συμμετοχής, η τεχνι¬ 
κή προσφορά και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυ¬ 
πωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του υποσυστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 
σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε διακήρυξης. 

1.2.4.2 Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική 
απόδειξη υποβολής προσφοράς η όποια αποστέλλε- 
ται στον Οικονομικό Φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 

2. Απόσυρση προσφοράς/αίτησης συμμετοχής 

Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται να ζητήσουν την από¬ 
συρση υποβληθείσας προσφοράς/αίτησης συμμετοχής, 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, με 
έγγραφο αίτημα τους προς την Αναθέτουσα Αρχή/τον 
Αναθέτοντα Φορέα, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Ρογϊ36Ιθ Οοςυιτίθηΐ Ροππβϊ (ΡϋΕ) που φέρει εγκεκρι¬ 
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστο¬ 
ποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της 
παρούσης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της Ανα- 
θέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα, μετά από σχετική 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα 
η οποία αποδέχεται το σχετικό αίτημα του Οικονομικού 
Φορέα, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρο¬ 
νικής προσφοράς/αίτησης συμμετοχής στο υποσύστη¬ 
μα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 
Κατόπιν ο Οικονομικός Φορέας δύναται να υποβάλει εκ 
νέου προσφορά/αίτηση συμμετοχής μέσω του υποσυ¬ 
στήματος έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Άρθρο 13 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση - Αξιολόγηση 

1.0 Πρόεδρος και ένα Μέλος του αρμόδιου Γνωμοδο- 
τικού Οργάνου του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, εφεξής 
Επιτροπή Διαγωνισμού ή Ε.Δ., θα αποτελούν τους κατ' 
ελάχιστον πιστοποιημένους χρήστες του εν λόγω οργά¬ 
νου στο υποσύστημα.Τα στοιχείατης Επιτροπής Διαγωνι¬ 
σμού, η συσχέτισή της με την ηλεκτρονική δημόσια σύμ¬ 
βαση καθώς και ο χρόνος των επιμέρους ηλεκτρονικών 
αποσφραγίσεων που θα επιτελέσει αυτή, καθορίζονται 
από πιστοποιημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής/του 
Αναθέτοντα Φορέα μέσω σχετικής λειτουργικότητας του 
υποσυστήματος. Οι χρήστες του υποσυστήματος Μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, προβαίνουν στην ηλεκτρο¬ 
νική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων της παρ. 1.2 του 
άρθρου 12 της παρούσης, κατά την ώρα και ημερομηνία 
που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προ¬ 
σφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν την ηλεκτρο¬ 
νική αποσφράγιση η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτοντας 
Φορέας κοινοποιεί τον σχετικό κατάλογο προσφερό- 
ντων/συμμετεχόντων. Ειδικότερα στις περιπτώσεις 
ανοικτών διαδικασιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 50 
του ν. 4412/2016, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 
των φακέλων της προσφοράς κατά περίπτωση, η Επι- 
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τροπή Διαγωνισμού αποστέλλει στους προσφέροντες 
και στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα Φορέα 
τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μει¬ 
οδοσίας και στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση 
των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο υποσύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, των εγγράφων της 
σύμβασης και της παρούσης. 

3. Μέσω του υποσυστήματος ιδίως: 

α. Πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας Αρχής/ 
του Αναθέτοντα Φορέα μεταβιβάζει, μετά την καταλη¬ 
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και πριν 
την αποσφράγιση στοιχείων αυτών, την αρμοδιότητα 
διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποι¬ 
ημένο χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. Ο εν λόγω 
πιστοποιημένος χρήστης της Επιτροπής Διαγωνισμού 
αποκλείει την πρόσβαση οποιουδήποτε πιστοποιημέ¬ 
νου χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής/του Αναθέτοντα 
Φορέα στα αποσφραγισθέντα στοιχεία των προσφορών 
των διαγωνιζομένων, έως την αποστολή του σχετικού 
πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής 
Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα 
Φορέα, οπότε και μεταβιβάζει ξανά την αρμοδιότητα 
διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στον αρ¬ 
μόδιο πιστοποιημένο χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής/ 
του Αναθέτοντα Φορέα. 

β. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνι¬ 
σμού προβαίνουν κατά περίπτωση στην διαδικασία 
αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων 
και (υπό)φακέλων και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωμο¬ 
δοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την Αναθέτουσα Αρχή/ 
τον Αναθέτοντα Φορέα. 

Ειδικότερα: 

β.1) Στις περιπτώσεις ανοικτών διαδικασιών με κριτή¬ 
ριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού προβαίνει σε πρώτη φάση σε αποσφράγιση 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 
οικονομικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση 
στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις 
υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των Οικονο¬ 
μικών Φορέων προς τους προσφέροντες. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού ακόμη προβαίνει μέσω λειτουργικότητας 
του υποσυστήματος κατά περίπτωση σε εκτύπωση για 
τον έλεγχο της ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και το απο¬ 
στέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος. 
Σε δεύτερη φάση, και μετά την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, 
η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί 
την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και 
παρέχει πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα δικαιο- 
λογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 

β.2) Στις περιπτώσεις ανοικτών διαδικασιών με κριτή¬ 
ριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τι- 
μής, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε πρώτη φάση 


στην αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών χωρίς να πα¬ 
ρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονο¬ 
μικών φορέων προς τους προσφέροντες. Μετά την απο¬ 
σφράγιση, τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των τεχνικών προ¬ 
σφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό 
και το αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα 
Φορέα μέσω του υποσυστήματος, η οποία το εγκρίνει. 
Στη συνέχεια, και μετά την έκδοση της απόφασης έγκρι¬ 
σης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Ανα¬ 
θέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την ως 
άνω απόφαση σε όλους τους προσφέροντες και παρέχει 
πρόσβαση σε αυτούς στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και στις υποβληθείσες τεχνικές προσφο¬ 
ρές των λοιπών προσφερόντων. Μετέπειτα σε διακριτό 
στάδιο η Ε.Δ. προβαίνει στην αποσφράγιση των οικο¬ 
νομικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση στα 
υποβληθέντα στοιχεία των Οικονομικών Φορέων προς 
τους προσφέροντες. Μετά την αξιολόγηση οικονομικών 
προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρα¬ 
κτικό και το αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω 
του Συστήματος, η οποία το εγκρίνει. Μετά την έκδοση 
της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή/ο Αναθέτων Φορέας 
κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους τους προσφέ¬ 
ροντες που υπέβαλαν αποδεκτή προσφορά και παρέχει 
πρόσβαση σε αυτούς στις υποβληθείσες οικονομικές 
προσφορές των λοιπών προσφερόντων. 

β.3) Στις περιπτώσεις διαδικασιών του άρθρου 50 του 
ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει σε 
πρώτη φάση σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαι- 
ολογητικών συμμετοχής, των οικονομικών προσφορών 
και των τεχνικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβα¬ 
ση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών φορέων 
προς τους προσφέροντες. Στη συνέχεια ελέγχει με βάση 
τη σειρά μειοδοσίας για τους πέντε πρώτους την πληρό¬ 
τητα και συμφωνία των μελετών (ήτοι των τεχνικών προ¬ 
σφορών) που υποβλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης, χωρίς βαθμολόγηση. Μετά την 
αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό και το αποστέλλει στην Αναθέτουσα 
Αρχή μέσω του συστήματος. Σε δεύτερη φάση, και μετά 
την έκδοση της απόφασης έγκρισης του πρακτικού της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέ¬ 
των Φορέας κοινοποιεί την ως άνω απόφαση σε όλους 
τους προσφέροντες και παρέχει πρόσβαση σε αυτούς 
στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών προσφερόντων. 

β.4) Κατά το πρώτο στάδιο (ήτοι υποβολή αίτησης συμ¬ 
μετοχής) στις περιπτώσεις κλειστής διαδικασίας, ανταγω¬ 
νιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικό 
διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας, η Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού προβαίνει αρχικά σε αποσφράγιση των υποβλη¬ 
θέντων δικαιολογητικών συμμετοχής χωρίς να παρέχει 
πρόσβαση στα υποβληθέντα στοιχεία των οικονομικών 
φορέων προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς. 
Μετά την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό και το απο¬ 
στέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του συστήματος. 
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Ακολούθως και μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης 
του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, η Αναθέτουσα 
Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την ως άνω απόφα¬ 
ση σε όλους τους συμμετέχοντες και παρέχει πρόσβαση 
στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων. 
Κατά το δεύτερο στάδιο (ήτοι πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών) εφαρμόζονται αναλόγωςτα οριζόμενα στις 
περιπτώσεις β. 1, β.2 και β.3, σύμφωνα με τις κείμενες δια¬ 
τάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης. 

γ. Πιστοποιημένοι χρήστες της Επιτροπής Διαγωνι¬ 
σμού, κατά περίπτωση. 

ί. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες - Οικονομι¬ 
κούς Φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης 
των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

ίί. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες - Οικονο¬ 
μικούς Φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περι¬ 
εχομένου της τεχνικής προσφοράς ή της οικονομικής 
προσφοράς που έχουν υποβάλει. 

ίίί. Κοινοποιούν σε πιστοποιημένο χρήστη της Ανα- 
θέτουσας Αρχής/του Αναθέτοντος Φορέα τα πρακτικά 
αξιολόγησης των προσφορών. 

ίν. Δύναται να αποχαρακτηρίσουν στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί από τους Οικονομικούς Φορείς και έχουν χα¬ 
ρακτηριστεί ως εμπιστευτικά, όπου αυτό κρίνεται απα¬ 
ραίτητο και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

δ. Πιστοποιημένοι χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής/ 
του Αναθέτοντα Φορέα: 

ί. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες - Οικονομι¬ 
κούς Φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης 
των εγγράφων ή των δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 

ίί. Απευθύνουν πρόσκληση στους χρήστες - Οικονο¬ 
μικούς Φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί του περι¬ 
εχομένου της τεχνικής προσφοράς ή οικονομικής προ¬ 
σφοράς που έχουν υποβάλει. 

ίίί. Κοινοποιούν στους Οικονομικούς Φορείς και την 
Επιτροπή Διαγωνισμού την σχετική απόφαση έγκρισης 
του αποτελέσματος της διαδικασίας. 

ίν. Παρέχουν πρόσβαση στους Οικονομικούς Φορείς 
στα στοιχεία των προσφορών/αιτήσεων συμμετοχής των 
λοιπών προσφερόντων/συμμετεχόντων. 
ε. Πιστοποιημένοι χρήστεςτων Οικονομικών Φορέων: 
ί. Παρέχουν τις διευκρινίσεις ή συμπληρώνουν τα έγ¬ 
γραφα ή δικαιολογητικά που τους ζητούνται. 

ίί. Λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων με 
την κοινοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή σχετικού 
καταλόγου συμμετεχόντων που θα παράγεται μέσω 
σχετικών λειτουργιών του υποσυστήματος. Ο εν λόγω 
κατάλογος θα αναρτάται κατάλληλα και στον ηλεκτρο¬ 
νικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», 
με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής πριν την αποσφρά¬ 
γιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
προκειμένου να είναι ελεύθερα προσβάσιμα μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης του Συστήματος. 

ίίί. Λαμβάνουν γνώση, κατά περίπτωση, μέσω της λει¬ 
τουργικότητας της Επικοινωνίας του Συστήματος, του κα¬ 
ταλόγου συμμετεχόντων με σειρά μειοδοσίας που θα πα- 
ράγεται μέσω σχετικών λειτουργιών του υποσυστήματος. 

ίν. Λαμβάνουν γνώση, με την επιφύλαξη των διατά¬ 
ξεων του άρθρου 14 της παρούσης, των προσφορών, 


των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών των 
λοιπών συμμετεχόντων με πρόσβαση σε στοιχεία του 
ηλεκτρονικού χώρου «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προ¬ 
σφοράς» ή «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαι- 
ολογητικών/Αίτησης Συμμετοχής» αυτών, με μέριμνα 
της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση της σχετικής 
απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης. 

Η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και ειση¬ 
γήσεων της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι κοινοποιήσεις και 
οι προσκλήσεις των Αναθετουσών αρχών/Αναθετόντων 
φορέων ή της Επιτροπής Διαγωνισμού προς τους Οικο¬ 
νομικούς Φορείς, οι διευκρινίσεις - συμπληρώσεις των 
τελευταίων προς τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες 
Φορείς ή την Επιτροπή Διαγωνισμού και κάθε άλλη επι¬ 
κοινωνία μεταξύ Οικονομικών Φορέων και Αναθετουσών 
αρχών/Αναθετόντων Φορέων ή της Επιτροπής Διαγωνι¬ 
σμού πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 

Άρθρο 14 

Υποβολή/Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσω¬ 
ρινού Αναδόχου- Κατακύρωση/Σύναψη Σύμβασης 

1. Υποβολή/Αξιολόγηση Δικαιολογητικών Προσωρι¬ 
νού Αναδόχου. 

1.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Αναθέ¬ 
τουσα Αρχή/ ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί, στο πλαί¬ 
σιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοι¬ 
νωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός της 
προθεσμίας που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου. 

1 .2. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υπο¬ 
βάλλονται από τον Οικονομικό Φορέα ηλεκτρονικά, στο 
πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης και μέσω της λειτουργικότηταςτης «Επικοινω¬ 
νίας», στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα Φορέα. 

1.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού κοινοποιεί, μετά την αξι¬ 
ολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδό¬ 
χου, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτο¬ 
ντα Φορέα το σχετικό πρακτικό για τη λήψη απόφασης. 

1.4. Η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας προβαίνει, 
μετά την έγκριση του ανωτέρω πρακτικού της Επιτροπής 
Διαγωνισμού, στην κοινοποίηση της απόφασης Κατακύ- 
ρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις, στο πλαίσιο της σχετικής ηλε¬ 
κτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της 
λειτουργικότηταςτης «Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά 
στο χώρο «Συνη μμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» τα Δι- 
καιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

1.5.0 Οικονομικός Φορέας - προσωρινός ανάδοχος δύ- 
ναται, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», να υποβάλλει ή να συμπληρώνει τα δικαι- 
ολογητικά προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα οριζό- 
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μένα στην παρ.2 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, έπειτα 
από σχετική ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή. 

2. Κατακύρωση/Σύναψη σύμβασης. 

2.1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων 
της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 105 ή την παρ. 3 του άρθρου 316 
του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή/ο Αναθέτων Φορέας 
προσκαλεί, μέσω του υποσυστήματος και των πιστοποιημέ¬ 
νων σ'αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική 
ειδική πρόσκληση, στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, μέσω της λειτουργικότη¬ 
τας της «Επικοινωνίας», εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμ¬ 
βάσεων καθώς και των όρων της οικείας διακήρυξης και 
των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 

3. Επικοινωνίες και διακίνηση εγγράφων. 

3.1. Στο πλαίσιο της σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης και όσον αφορά στην Υποβολή/Αξιο- 
λόγηση Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και την 
Κατακύρωση/Σύναψη Σύμβασης, πραγματοποιείται μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», κατά περίπτωση, 
κάθε άλλη προβλεπόμενη επικοινωνία και διακίνηση εγ¬ 
γράφων μεταξύ Οικονομικών Φορέων και Αναθετουσών 
Αρχών/Αναθετόντων Φορέων ή/και Επιτροπής Διαγωνι¬ 
σμού, από τους προς τούτου πιστοποιημένους χρήστες 
του υποσυστήματος του εκάστοτε εμπλεκόμενου Φορέα. 

3.2. Οι πιστοποιημένοι χρήστες του υποσυστήματος 
του εκάστοτε εμπλεκόμενου Φορέα μεριμνούν για τον 
ορθό κατά περίπτωση χαρακτηρισμό του θέματος της 
εκάστοτε επικοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρονται ότι οι 
όποιες επικοινωνίες σχετίζονται: 

α) Με την πρόσκληση ή υποβολή ή κοινοποίηση δικαι- 
ολογητικών προσωρινού αναδόχου/κατακύρωσης, καθώς 
και την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών ή/και αποφά¬ 
σεων που αφορούν τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδό¬ 
χου/κατακύρωσης θα πρέπει να φέρουν το χαρακτηρισμό 
«Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου/Κατακύρωσης». 

β) Με σχετικές προβλεπόμενες από το νομοθετικό 
πλαίσιο ενστάσεις θα πρέπει να φέρουν το χαρακτηρι¬ 
σμό «Ένσταση». 

γ) Με σχετικές προβλεπόμενες από το νομοθετικό 
πλαίσιο προδικαστικές προσφυγές θα πρέπει να φέρουν 
το χαρακτηρισμό «Προδικαστική Προσφυγή». 

Άρθρο 15 

Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις. 

1. Προδικαστικές Προσφυγές: 

1.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του πα¬ 
ρόντος, οι Προδικαστικές Προσφυγές του Βιβλίου IV 
του ν. 4412/2016 και με βάση τα όσα προβλέπονται 
στο π.δ. 39/2017, κατατίθενται ηλεκτρονικά βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότη¬ 
τας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Ανα¬ 
θέτουσα Αρχή/Αναθέτοντα Φορέα επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την 
παρ. 3 του άρθρου 8 της παρούσας. 

1.2. Οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς μέσω 
της λειτουργίας της «Επικοινωνίας»: 


α. Κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο 
τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της 
παρ. 1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α' 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

β. Ειδοποιούν, παρέχουν πρόσβαση στο σύνολο των 
στοιχείων του διαγωνισμού και διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέ¬ 
τασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμε¬ 
να στην περ. β της παρ.1 του αριθμ. 365 του ν. 4412/2016 
σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 39/2017. 

2. Έως την έναρξη ισχύος των παρ. 7 του άρθρου 379 του 
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενστάσεις 
ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 
μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία», 
συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας 
το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
ΡογϊβΙ ϋοουιτίθηΐ Ροιτηβΐ (ΡϋΕ), το οποίο φέρει εγκεκρι¬ 
μένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστο¬ 
ποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8. 

Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας προβαίνει 
στην εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων ή προδι- 
καστικών προσφυγών μέσω των αρμόδιων πιστοποιη¬ 
μένων στο υποσύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά πε¬ 
ρίπτωση αρμόδιας Αρχής. 

Ιδίως μέσω του υποσυστήματος: 
α. Πιστοποιημένοι χρήστες του αρμόδιου για την εξέ¬ 
ταση της ένστασης ή προδικαστικής προσφυγής οργά¬ 
νου προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγη¬ 
σης των ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών και 
συντάσσουν και υπογράφουν τα πρακτικά επί αυτών. 

β. Πιστοποιημένοι χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής/ 
Αναθέτοντος Φορέα κοινοποιούν τις αποφάσεις επί των 
ενστάσεων ή προδικαστικών προσφυγών στους ενδια¬ 
φερομένους Οικονομικούς Φορείς. 

Άρθρο 16 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα. 

Οι χρήστες έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που πα- 
ράγονται στο υποσύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο 
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατά¬ 
ξεις και τις διατάξεις της παρούσης, εφαρμοζόμενων 
των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και 
των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ ΒΊ 317/23.04.2012) όπως 
κωδικοποιήθηκαν με το π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α'/34). Το 
δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 
άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με το 
άρθρο 21, παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 17 

Δυναμικά Συστήματα Αγορών - Ηλεκτρονικοί 

Κατάλογοι 

Το υποσύστημα μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικά 
τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τη 
χρήση Δυναμικών Συστημάτων Αγορών και Ηλεκτρονι¬ 
κών Καταλόγων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
33,35,270 και 272 αντίστοιχα του ν. 4412/2016, σε συν¬ 
δυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγ¬ 
γραφα της σύμβασης ειδικούς όρους. 
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Άρθρο 18 

Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί. 

Το υποσύστημα υποστηρίζει ηλεκτρονικά τη διενέρ¬ 
γεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 34 και 271 του ν. 4412/2016, σε 
συνδυασμό με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα 
έγγραφα της σύμβασης ειδικούς όρους. 

Ειδικά για τους φορείςτου άρθρου 9 παρ. 1 τουν.3580/ 
2007, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1862/ 
2012 (ΦΕΚ Β'680/8.3.2012) απόφαση. 

Άρθρο 19 

Συμφωνίες - Πλαίσιο 

Το υποσύστημα μπορεί να υποστηρίξει ηλεκτρονικά 
διαγωνισμούς έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τις διαδι¬ 
κασίες της Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 39 και 273 του ν. 4412/2016 σε συνδυασμό 
με τους κατά περίπτωση οριζόμενους στα έγγραφα της 
σύμβασης ειδικούς όρους, κατά το μέρος που δεν αντίκει- 
νται στις ως άνω διατάξεις καιτις διατάξειςτης παρούσης. 

Άρθρο 20 

Εκπαίδευση Χρηστών ΕΣΗΔΗΣ. 

1. Η εκπαίδευση των χρηστών των περιπτώσεων 2.2, 
2.3,2.4,2.5,2.6,2.7 και 2.8, του άρθρου 4 της παρούσας, 
παρέχεται: 

α. Από το Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί¬ 
κησης (ΕΚΔΔΑ) μέσω σχετικού πιστοποιημένου προ¬ 
γράμματος, πλην των χρηστών της περίπτωση 2.8. Τα 
αιτήματα των χρηστών για συμμετοχή τους στα προα- 
ναφερόμενο πρόγραμμα υποβάλλονται προς το ΕΚΔΔΑ. 

β. Από το Διαχειριστή του υποσυστήματος για την κά¬ 
λυψη αναγκών των εν λόγω χρηστών, είτε κατόπιν σχετι¬ 
κού αιτήματος αυτών στο πλαίσιο ηλεκτρονικών διαδικα¬ 
σιών σύναψης σύμβασης ή ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
υποβολής δικαιολογητικών/αιτήσεων συμμετοχής που 
πρόκειται να δημοσιευθούν ή έχουν ήδη δημοσιευθεί 
στο υποσύστημα, είτε μέσω δράσεων ενημέρωσης και 
επιμόρφωσης/εκπαίδευσης των Αναθετουσών Αρχών 
που διοργανώνει ο Διαχειριστής του υποσυστήματος. 

2. Η εκπαίδευση των χρηστών της περίπτωσης 2.8 
(Οικονομικοί Φορείς) του άρθρου 4, παρέχεται από το 
Διαχειριστή του υποσυστήματος, είτε κατόπιν σχετι¬ 
κού αιτήματος των Οικονομικών Φορέων στο πλαίσιο 
δημοσιευμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών σύναψης 
σύμβασης ή ηλεκτρονικών προσκλήσεων υποβολής 
δικαιολογητικών/αιτήσεων συμμετοχής, είτε μέσω 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
Οικονομικών Φορέων που διοργανώνει ο Διαχειριστής 
του υποσυστήματος. Όταν η εκπαίδευση παρέχεται 
στο πλαίσιο δημοσιευμένων ηλεκτρονικών διαδικασι¬ 
ών σύναψης σύμβασης ή ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
υποβολής δικαιολογητικών/αιτήσεων συμμετοχής, οι 
Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν τα αιτήματά τους για 
εκπαίδευση στην Αναθέτουσα Αρχή/στον Αναθέτοντα 
Φορέα της εκάστοτε διαδικασίας σύναψης σύμβασης ή 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών/ 
αίτησης συμμετοχής, με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της 


λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος. 
Η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας της διαδικα¬ 
σίας σύναψης σύμβασης ή ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
υποβολής δικαιολογητικών/αίτησης συμμετοχής συ¬ 
γκεντρώνει τα αιτήματα και τα αποστέλλει έγκαιρα στο 
Διαχειριστή του υποσυστήματος, ώστε να καθοριστεί ο 
χρόνος και ο τόπος εκπαίδευσης και να ενημερωθούν 
σχετικά η Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας και οι 
Οικονομικοί Φορείς. Η εκπαίδευση παρέχεται είτε στις 
εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του υποσυστήματος, είτε 
απομακρυσμένα μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης, 
είτε μέσω άλλου ηλεκτρονικού μέσου. 

Άρθρο 21 

Εφαρμογή του υποσυστήματος σε συμβάσεις αξίας 

ίσης ή κατώτερης των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στην πε¬ 
ρίπτωση που οι Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς 
επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το υποσύστημα σε δια¬ 
δικασίες ανάθεσης συμβάσεων της παρούσας με εκτιμώ- 
μενη αξία ίση ή κατώτερη των 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Άρθρο 22 

Μεταβατική διάταξη. 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλες τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνι¬ 
κών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών της 
παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης η έναρξη σύναψης των 
οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61,120, 290 και 330 του 
ν. 4412/2016 αντίστοιχα, λαμβάνει χώρα μετά τη δημο¬ 
σίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Οι διατάξειςτης παρούσας εφαρμόζονται και για τις δια¬ 
δικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών με κριτή ριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και 
μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/ 
2016, οι οποίες διενεργούνται με τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., 
από το στάδιο στο οποίο καταλαμβάνουν τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης και σε κάθε επόμενο στάδιο. 

Άρθρο 23 

Τελική διάταξη 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με 
αριθμ. πρωτ. 83010/4098/26-07-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β' 2710). 

Άρθρο 24 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει απάτη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017 
Οι Υπουργοί 

Οικονομίας Περιβάλλοντος 

και Ανάπτυξης και Ενέργειας 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 
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